lo) 


4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


1. . ಹುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 912 (107೨) 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು: 


3. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ" 21.09.2೦೦1 


ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) 


ಮಾನ್ಯ ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸವರು 


- ಪಶ್ನೆ | 


ಉತ್ತರ 


ಕಳೆದ ಡ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ೫1೩೧ ವತಿಯಂದ ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ 


ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು: ಈ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಖರ್ಚಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) oo 


(ಆ) 


ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಟ್ಲವೆ; ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗಾಗಿ ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / ಏಜಹೆಸ್ಸಿಗಳ 


5] ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ 'ಏಿವರ' ನೀಡುವುದು? ೨-೨: 


ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ 


| ಪ್ರದೇಶಾಭವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳ ವತಿಯಿಂದ 


ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಕಳೆದ 3 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ " ಮತ್ತು 


ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ 
- ಅನುದಾನದ 


ಮಾಡಲಾದ ವಿವರ, 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಂತ, 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು. ವಹಿಸಲಾದ |. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿಯನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


(ಇ) 


ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ 
ಹೊಂದಿವೆಯೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು 
ಬಂದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ದೂರುಗಳು 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಮೇಲ್ವಚಾರಣೆ ವಹಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? (ಪ್ರಕರಣವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು 
ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಐ 185ರ ಐಪಿ (ಇ) 2೦೦೭1 


(ಮುರುಗೆಕಶ್‌-ಆರ್‌ ನ 
ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು 


KARNATAKA INDUSTRIAL AREAS DEVELOPMENT BOARD, ZONAL OFFICE, HASSAN 


hs 


Statement showing the details of ongoing developmental-works- 


ಅನುಬಂಧ-1 


Name of 


ihe Zonal Office: Hassan 


Sl No 


Name of the contractor 


Nature of work 


Date of work order 


Total Contract 
Value 


Financial 
Progress (in 
Rs. & in %) 


Remarks 


2018-19 


Sri K.J.Vishwanatha 


Maintenance of Roads, Footpaths, 
Avenue Plants.in Road No: 19 at 
Hassan Growth Centre Industrial Area, 
Hassan 


26.10.2018 


12.493 Lakhs 


12.02 Lakhs 


Work completed 


Sri Devareje gowda A.G 


Maintenance of Roads, Footpaths, 
Avenue Plants in Road No: 
2,3,4,5,10,12,14 & 18 in Hassan 
Growth Centre Industrial Area, Hassan 
District 


25.07.2018. 


32.85 Lakhs 


32.71 Lakhs 


Work completed 


Sri Rangaiah 


Maintenance of Roads, Footpaths, 
Avenue Plants in Road No: 15 & 16 at 
Hassan Growth Centre Industrial Area, 

Hassan 


30.10.2018 


36,98 Lakhs 


36.94 Lakhs 


Work completed 


M/s Prakruhthi 
Constructions 


Resurfacing of 30Mwide road No: 1 & 
Road No: 24at Growth Centre 
Industrial Area, Hassan District 


Sri Somanatha Reddy 
Sajjalu 


25.05.2018 


149.81 Lakhs 


119.278 
Lakhs 


Work completed 


Maintenance of Roads, Footpaths, 
Avenue Plants at Textile SEZ Industrial 
Area, Hassan 


19.11.2018 


12.98 Lakhs 


8.99 Lakhs 


Work completed 


Sri Bapuji Constructions 
Private limited 


Formation of 12m & 18m wide roads 
including asphalting, construction of 
RCC drains, RCC pipe ducts for roads, 
deck slab culvert, spur culvert, 
resurfacing of existing roads and’ 
providing and laying water supply 
pipeline in sub layout-3 and sublayout- 
4 at Growth centre Industrial Area, 
Hassan Taluk & District 


30.01.2018 


998.50 lakhs 


85.00 lakhs 


Work is under Progress and the work 
is delayed due to land litigation. 


ASSISTANT ENGINEER 
T. Section, Head Office 
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N > ” Total Contract Financial 
S1 No Name of the contractor Nature of work Date of work order Progress (in Remarks 
- Value - 
Rs. & in %) 
2019-20 
M/s Vikram Maintenance of Roads, Footpaths, K - 
7 Constructions Avenue Plants at Hassan Growth 19.06.2019 128.37 Lakhs 131.64 Work completed 
Centre Industrial Area.Hassan. 
De-watering, Repair and leak 
8 Sri Santhosh NR protections of 2.50MGD GLSRat 11.09.2019 37.27 Lakhs |37.27 Lakhs Work completed 
Growth Centre Industrial Area, Hassan 
District 
Maintenance of Roads, Footpaths, 
9 Sri Keerthiraj H.C Avenue Plants at Pharmaceutical’ SEZ 24.06.2019 13.06 Lakhs K Work completed 
Industrial Area, Hassan 
Sri Somanatha Reddy Maintenance of ಗಂಡರ, Footpaths, kal 
10 Sajjalu Avenue Plants at Textile SEZ Industria 08.08.2019 15.30 Lakhs - Work completed 
Area, Hassan 
2020-21 
| 
Up-gradation of exising and 
M/s Conc Shade construction of RCC.Drains and 07.09.2020 271.64 . 
11 . 96.82 k P 
Constructions Pvt Ltd |Balance length at Amble Industrial 2 Lakhs . Work is under Progress 
§ Area, ChikkamagalurDistrict 
Up-gradation of exising and 
construction of RCC Drains and 333.07 108.82 . 
i i . 18.06. . Ww 
12 M/s Abirudh Nirman [5 pce length at Thimmanahalli 8.06.2020 (Excluding GST) | Lakhs oxk is under Progress 
Industrial Area, Hassan 
Up-gradation of roads, drains and If 
- Iverts in Holenarasipura Industrial 
M/s Rayeegowda cu y 07.09.2020 . . 
1 i i i 134. 834. k P. 
3 Constructions company Area, B.Katihalli Industrial Area, 1 65 34.86 Work is under Progress 
Growth Centre Indsutrial Area, Hassan 


District 
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